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□AXTAN□□ 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA J 

EMPRESA -MUNICIPIO 


CONSTRUCTORA 

EN LA LOCALIDAD DE LA TUZA DE MONROY h MUNECIPIO SANTIAGO JAMJLTEFEC; DISTRITO DE JAMILTEFEC , DEL ESTADO DE 
HRS. DEL DIA 12 DÉ MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. DANIEL MUÑOS 
DE LA EMPRESA; CONSTRUCTORA OAXTANOO S.A DE C.V. ; E INTEGRANTES DEL H* AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAI 

HERNANDEZ OCAMPO, HILARIO MERINO CABALLERO, C MARIA LUISA PATIÑÜ RAMIREZ , NOE SARMIENTO NARVA&? 1 _ 

BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTE NdÁpfcL Santiago JlTTÍSl 

Dtto- iamlltepec, 
Qaxacj 

UBICACIÓN : 



ESTADO : 

020 

OAXACA 

¿gafe 

REGIÓN 

02 

COSTA 


MICRORÉGEÓN: 

27 

COSTA 

\ 

DISTRITO : 

21 

JAMSLTEPEC 


MUNICIPIO: 

467 

SANTIAGO JAMILTEPEC 

\y 

LOCALIDAD: 

0023 

LA TUZA DE MONROY 

TESORlEíITfr 

DATOS GENERALES: 

FUENTE DE FINANCJAMÍENTQ; 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

MUNICIPAL \ 3 

M pió. Santiago 

RUBRO: 


RAMO GENERAL 33 

Dtto. Jamíltepec. 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 

MSJ/FI11/05/201© 

Oax 2014 - 2016 

t ^1>G5 ^ 


OFICIO DE NOTIFICACIÓN: 


MSJ/FHI/05/201 © 


FECHA: 29/01/2016 


U REAüZACION DE LOS CONCEPTOS DE PRELIMINARES -TRAZO Y NIVELACIÓN DE TER 

TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III, PLANTILLA, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 
DE 3®" Y w “- co LUMNAS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE V8\ MURO DE TABICÓN DE 
DESCRIPCION DEL PROYECTO, C0N TABICÓN DE 10 X 14X28 CMS., CADENAS INTERMEDIAS Y DE CERRAMIENTO CON VARILLAS 
MÉNSULAS CON TRABES DE CONCRETO ARMADO , LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 


RUBRO DE GASTO: 


URBANIZACION 



MO^ 

sindicatura' 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

CONTRATO 



Mp/u. Santiago 

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 

02/02/2016 

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 

®H8 wikfiteZrr. 

FECHA DE INICIO REAL: 

02/02/2016 

FECHA DE CONCLUSEÓN 

. , 

@14 * 2016 

METAS ALCANZADAS 

32.00 

ML BENEFICIARIOS 

251 

habitantes 







ESTRUCTURA FINANCIERA ÍíSsSSsshHIí 

APORTACIONES Y ¡^¡¡ISFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 


RAMO 33 FONDO III 

$232,500.00 

$232,500.00 


RAMO 33 FONDO IV 



RCrihiihll 

RAMO 28 



— n EÜlU-üflf A 

íiF 

APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR} 



MpiO. $nntj C g c 

BENEFICIARIOS 



^omUteü&r. 

OTROS 



Dito. JamitteDec 

TOTAL 

$232,500.00 

$232,500.00 

0a *%¿Í¿Ü-2Cl( 


ESPECIFIQUÉ SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS < 
LA OBRÁ SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRA 


■jr 


JADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO I REVISTO 


jT 


STRUCTÜRA 
) DE ORZADA No,203 INT 10, 
COLONIA VOLCANES, 
OAXACA DÉ JUAREZ, OAXACA. 
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□ AXTANCJD 


CONSTRUCTORA 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA-MUNICIPIO 


JAMILTEPEC 


GOSHfShíí) MUNICIPAL 



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE 
ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO £ INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU 
INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON 


ENTREGA LA OBRA 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OAXTANOO S.A DE C.V, 


REPRESENTANTE LEGAL: 


C DANIEL MUÑOZ IGNACIO 




C. HILAR h 


IDICO MUNICI 


BAUTISTA 


R.F.C: 
DO MIC ILEO: 


CQA110708718 


\ 

INT, 1Q r COLONIA VOLCANES, 


RECÍBE LA OBRA 


SINDJCATURA 

‘ "JICIPAL 

Sontiogo 


tesorería 

MUNICIPAL 

Mp/o. Santiago 
Jamiitepec, 
Dtto. Jamiitepec, 


C.NOt-SAKMl 

REGIDOR DE OBRAS ^ 

OBRAS PÚBLICAS 

municipales 
Mpio. Santiago 
Jamiitepec, 
Dtto. Jamiitepec, 
Den. 2014 ■ 2016 


n?í G . IOüR, A 

HACIENDA 
Mpio. Santiago 
Jamiitepec, 
tto. Jamiitepec, 
’*• 2014-201' 


INI. 10, 

VOtCANES, 

0AXACA Df JUAREZ, 0AXACA. 















